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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


Αρ. Φύλλου 178 


8 Σεπτεμβρίου 1997 


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2522 

Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύ¬ 
ναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμη¬ 
θειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 
Ε.Ο.Κ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ιμήφισε η Βουλή: 


Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημόσιων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από πς διατάξεις 
του παρόντος νόμου, εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 93/37/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ Ι 199 
της 9.8.1993), 93/36/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ Ι 199 τηο 9.8.1993) 
και 92/50 Ε.Ο.Κ. (ΕΕ ί 209 της 24.7.1992) ή στις 
διατάξεις με πς οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχομν 
μεταφεοθεί στην εσωτερική έννομη τάξη. 

Άρθρο 2 

Έκταση δικαστικής προστασίας 

I. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμ¬ 
φέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση δημόσιων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών και έχει υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της κοινο¬ 
τικής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, 
κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα επόμενα άρθρα, 
προσωρινή δικαστική προστασία, ακύροχτη ή αναγνώριση 
ως άκυρης της παράνομης πράξης της αναθέτουσας 
αρχής και επιδίκαση αποζημίωσης. 

"“ 2 ” Η^^αιοδοσία, η αρμοδιότητα και η διαδικασία 
εκδίκαστκ των σχετικών διαφορών, εψόσον δεν ορίζεται 
διαφοοετικά στον παρόντα νόμο, ρυθμίζονται κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 


Άρθρο 3 

Προσωρινή δικαστική προστασία 

1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή 
δικαστική προστασία για να αρθεί πιθανολογούμεντι 
παράβαση ή να αποτρσπεί περαιτέρω ζημία στα συμ- 
φέροντά του. 

2. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία πεντε 
(5) ημερών, αψοτου έλαβε γνώση με οποιονδηποτε 
τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουαας αρχής, προσδιο¬ 
ρίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημα του Η προσφυγή κοινο¬ 
ποιείται με ΤΓ| φροντίδα του προσφευγοντος στον εκ¬ 
πρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θίγόμενου από τυχόν 
ολική ή μερική παραδοχή της προσφω,'ής. Δεν απαιτείται 
άσκηση προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν 
όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η ανα- 
θέτουσα αρχή οφείλει να· αποφανθεί αιτιολογημένο 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απο την άσκηστ: 
της προσφυγής και. αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα 
κατάλ,ληλα μέτρα. Αν παρέλθε; άπρακτη η προθεσμία, 
τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Οι διατάξεις 
της παραγράφου αυτής δεν θίγουν διαταςεις της κεί¬ 
μενης νομοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών 
προσφυγών κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών 

3. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο 
αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερων 
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής και 
δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από 
τις αιτιάσεις της προσφυγής. Η προθεσμία γιο π' 
άσκηση της προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς κα 
προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ασίβαλιστικων 
μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Ο αρμόδιός 
για την εκδίκαση της αίτησης δικαστής, και επί πολυ¬ 
μελών δικαστηρίων ο πρόεδρος του οικείου τμήματος, 
ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης της 
αίτησης, καθώς και την προθεσμία κλήτευσης. Η ημε¬ 
ρομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, 
ή δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από δέκα (10) ημέρες. Αντίγραφο της αίτησης με κληστ, 
κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτουντος προς την 
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καθ' ής η αίτηοη αναθέτουσα ορχή και προς κάθε τρίτο 
ενδιαφερόμενο, του οποίου την κλήτευση θεωρεί ανα¬ 
γκαία ο δικαστής. Καθε ενδιαφερόμενος, του οποίου 
επηρεάζονται τα ουμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει 
παρέμβαση. Οι διάδικοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά 
την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιμα έγγραφα 
και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή 
τους. 

4. Ο αρμόδιος κατά την προηγούμενη παράγραφο 
δικαστής μπορεί, με τήν κατάθεση της αίτησης και μετά 
κλήση της αναθέτουσας αρχής προ είκοσι τεσσάρων 
ωρών να εκδώσει προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται 
κάτω απο την αίτηση και περιέχει αποκλειστικά τα 
μέτρα, τα οποίο πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση 
της απόφασης. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να ανα¬ 
κληθεί είτε από το δικαστή που ττ, χορήγησε, ύστερα 
απο αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αψού κληθεί 
προς ακρόαστι ο αϊτών προ είκοσι τεσσάρων ωρών, 
είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων. 

5 Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δέκτη, 
εφοσον πιθανολογείται σοβαρα η παραβαστ, κανόνα του 
κοινοτικού η του εσωτερικού δίκαιου και η ληψη του 
μέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από 
την παραβαση αποτελέσματα η να αποτραπεί η ζημία 
των συμφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όμως μπορεί 
να απορριφθεί, αν, από τη στάθμιση της βλάβης του 
αιτούντος των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου 
συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από 
την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια 
του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδή- 
ποτε λόγο δεν θίγει ά.λλα δικαιώματα του αιτούντος. 

6 Το δικαστήριο διατα, ει τα κατάλληλα ασφα.λιστικα 
μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των 
διαδικων Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της 
διακηρυζης, των τευχών δημοπρατησης κσ^ οποιουδη- 
ποτε άλλου έγγραφου σχετικού με τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού, την αναστολή εκτελεσης οποιοσδήποτε 
πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νο¬ 
μικών η υλικών ενεργειών, την εκτελεση των απαραί¬ 
τητων θετικών πράξεων, όπως η διαττιρηση έγγραφων 
και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης 
της ούμβασης. Η διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 
Κ.Πολ.Δ δεν μπορεί να παρακωλύσει τη λήψη του 
καταλλήλου ασφαλ,ιστικου μέτρου. Η απόφαση επ. της 
αιτησεως ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται εντός προ¬ 
θεσμίας δεκαπέντε ίΐ5) ημερών απο την εκδίκαστι της 
αίτησης 

7. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν 
εξαρταται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακυρώσεως η της κύριας αγωγής. Η προθεσμία άσκησης 
των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση 
της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αρχίζει από τη 
δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος, που 
πετύχε υπέρ αυτού τη ληψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, 
οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών απο 
τη δημοσίευση ή όπου δεν προβλεπεται δημοσίευση 
από την έκδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την 
αίτηση ακυρώσεως ή την κύρια αγωγή, διαφορετικά 


αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου. 

Η δικάσιμος για την εκδίκασή τους δεν πρεπει να απέχε. 
πέραν του τριμήνου από την κατάθεση του δικογράφου. 

Άρθρο 4 

Ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότητας 

1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύ¬ 
ρωση ή την αναγνώριση ως άκυρης κάθε πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, που παραβιάζει 
κανόνα του κοινοτικού ή εσωτερικού δικαίου σχετικού 
με τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της 
σύμβασης. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση ή 
την αναγνώριση της ακυρότητας όρου που περιέχεται 
στη διακήρυξη, στα τεύχη δημοπράτησης ή σε ά.λλο 
έγγραφο σχετικό με τη διαδικασία του διαγωνισμού και 
αναφερεται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές 
προδιαγραφές, καθώς και των ποάξεων αποκλεισμού 
από τη συμμέτοχη στο διαγωνισμό, αξιολόγησης προ¬ 
σφορών και κστακύρωσης του αποτελέσματος του δια¬ 
γωνισμού. 

2. Αν το δικαστήριο ακυρώσει ή αναγνωρίσει την 
ακυρότητα πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρ¬ 
χής μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευταία 
δεν θίγεται, εκτός αν πριν απο τη σύναψη αυτής είχε 
ανασταλεί η διαδικασία κατακυρωσης του διαγωνισμού 
με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή. 
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενός δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
επόμενο άρθρο. 

Άρθρο 5 

Αξίωση αποζημίωσης 

1, Ο ενδιαφερόμενος ο οποίος αποκλείσθηκε απο ττ, 
συμμετοχή ή την ανάθεση δημοσίου έργου, προμήθειας 
η υπηρεσίας, κατά παράβαστι κανόνα του κοινοτικού ή 
του εσωτερικού δίκαιου, δικαιούται να αςιώσει από την 
αναθέτουσα αρχπ αποζημίωση, κατ' εφαρμογή των δια¬ 
τάξεων των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.. Κάθε διάταςη 
που αποκλείει ή πεοιορίζει την αξίωστ, αυττι δεν εφαρ¬ 
μόζεται. 

2. Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η 
προηγούμενη ακύρωση ή αναγνώριστι της ακυροττίτας 
της παράνομης πράξης ή παράλειψης από το αρμόδιο 
δικαστήριο. Επιτρέπεται σωρευστ, της αγωγής αποζη¬ 
μίωσης με την αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας 
κατά τις κοινές διατάξεις. 

Άρθρο 6 

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

1. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες εκδίδονται 
κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτελούντα; αφού 
καταστούν αμετακλητες με το συνήθη μέσα αναγκαστι¬ 
κής εκτέλεσης. 

2. Αν ο καθ ού η εκτελεση της χρηματικής απαίτησης 
είναι το Ελληνικό Δημόσιό ή νομικά πρόσωπα τα οποίο 
κατά το νομο απολαύουν των διαδικαστικών του προ- 
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νομίων, η εκτέλεση μπορεί να γίνει επί της ιδιωτικής 
περιουσίας και μόνο αφού παρέλθει προθεσμία τριών 
(3) μηνών από την επίδοση, με δικαστικό επιμελητή, 
σχετικής αίτησης προς καταβολή του ποσού που έχει 
επιδικασθεί, μαζί με τον προς εκτέλεση τίτλο. 

Άρθρο 7 

Συνεργασία των ελληνικών αρχών 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

1. Όταν η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπΤι, θεωρώντας ότι έχει 
διαπραχθεΐ σαφής και κατάφωρη παράβαση των κοινο¬ 
τικών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων δημόσιου έργου, προμήθειας ή 
υπηρεσίας, ζητεί την άρση αυτής, η υπηρεσία του 
αρμόδιου Υπουργείου που παρέλαβε τη γνωστοποίηση 
διαβιβάζει μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες στην Ευρω¬ 
παϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) βεβαίωσή ότι η παραβαση έχει αρθεί ή 

β) αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για 
ποιο λόγο δεν έγινε καμιά επανορθωτική ενεργεια ή 

γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη 
σύμβασης έχει ανασταλεί, είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής είτε ύστερα από αίτηση ασφαλι¬ 
στικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3. 

2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, μέσα σε πέντε 
(5) ήμερες από τότε που θα της ζητηθεί από την 
αρμόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγού¬ 
μενης παραγράφου υπηρεσία του Υπουργείου να απο- 
στείλει σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη 
παράβαση στοιχείο. 

3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παρ. 1β του 
παρόντος άρθρου γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ε¬ 
πιτροπή ότι δεν έγινε καμία επανορθωτική ενέργεια 
λόγω εκκρεμούς αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η υ¬ 
πηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου ε'/ημερώνει την Ευ¬ 
ρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσμα της δίκης, όταν 
αυτό γίνει γνωστό. 

4. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παρ. 1γ του 
παρόντος άρθρου γνωστοποιηθεί οτι έχει χορηγηθεί 
αναστολή, η υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου γνω¬ 
στοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τυχόν ανάκληση 
της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης 
συμβαοτς που συνδέεται στο σύνολό της η κατά ένα 
μέρος με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυττ, 
γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογού- 
μεντι παράβαση εχει αρθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη 
απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία 
επανορθωτική ενεργεια. 

5. Οι υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων διαβιβά¬ 
ζουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 
την 1η Μαρτίου πληροφοριακά στοιχεία σχετικό με τα 


ένδικα βοηθήματα παροχής δικαστικής προστασίας κατα 
τον παρόντα νόμο. Οι αναθέτουαες αρχές οφείλουν 
να διαβιβάζουν στο αρμόδιο Υπουργείο τα απαιτούμε να 
για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία 
τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σε συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις 
συμβάσεις του Δημοσίου και ανακοινώνονται με εγκύκλιο 

6. Ως αρμόδιο Υπουργείο, κατα την έννοια του πα¬ 
ρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τις συμβάσεις 
δημόσιων έργων, το Υπουργείο Ανάπτυξης για πς 
συμβάσεις κρατικών προμηθειών και το Υπουργείο Ε¬ 
θνικής Οικονομίας για τις συμβάσεις υπηρεσιών Με 
κοινή απόφαση των τριών Υπουργών μπορεί να ανα¬ 
τίθεται η κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητα συνεργασίας 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τους τρεις τομείς 
σε μία υπάρχουσα ή συνιστώμενη αρχή. 


Άρθρο 8 
Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει την 
πρώτη του μεθεπόμενου μήνα απο τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου διέπουν ης διαφορές 
που ονσφυονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκ- 
δίδοντα; ή συντελούνται μετά την έναρξη της ισχύος του. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους. 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 1997 
ο ΠΡΟΕΔ.ΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑηΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Γ. ΠΑΠΑΚΤΟΝΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΙ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 


Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1997 


ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 





6562 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ _ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ 6Β * ΡΑΧ 52 34 312 


_ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

_ Σολωμού 51 _ 

•Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ _ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

_ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. _ 

5225761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5230841 Βασ. Όλγας 188, 1ος ορ.-Τ.Κ. 546 55 (031)423956 

5225713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136402 

5249547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171307 

5239762 ΠΑΤΡΑ (061)271249 

5248141 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224581 

5248188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5248785 Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651)21901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531)22637 

5248320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26522 


5248320 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ. 

- Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ. 

-Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά βσέλιδο ή μέρους αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 



Τεύχος _ ' ' 2531 ΤΑΠΕΤ 3512 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ___ 


ΓΙΑΟΛΑΤΑΤΕΥΧΗΕΚΤΟΣΑ.Ε.& Ε.Π.Ε. _ 


’·Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) 
το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών μετά ταχυδρομικά τέλη και 
μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογοαφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑ¬ 
ΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσιο Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουντο ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό 
ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από ΟΒ.ΟΟ' έως 13·00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




